CONTRATO No. MSJ/nSM-DF/467/097/2019 


Santiago 

JAMILTEPEC 


GOBIERNO MUNICIPAL 
2019-2021 


H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, JAM. 
DISTRITO DE JAMILTEPEC 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITÁRIOS Y TIEMPO DETERMINADO 


CONTRATISTA: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 
SOGNISA. DE C.V. 

CONTRATO No. MSJ/FISM-DF/467/097/2019 

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. ILLAIR SANCHEZ MORENO 

FUENTE DE FINANCIAMENTO: FONDO III.- FONDO DE 

APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 

DIRECCIÓN: CALLE MÁRTIRES DE TACUBAYA, 

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 

NUMERO EXTERIOR: 505, NUMERO INTERIOR: B-l, 
COL.CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 

2019. 

C.P.68000 

EJERCICIO: 2019 

TELÉFONO: 

MODALIDAD DE CONTRATACION: POR ADJUDICACION 

R.F.C.: PYC101220GR1 

I.M.S.S: D6860744103 

DIRECTA 

CORREO ELECTRÓNICO: soani.Drovectosiaihotmail.com 

FECHA DE ADJUDICACION: 26 DE JULIO DE 2019 


OBRA; “CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA TIPO REG. DE 6.0 X 8.0 MTRS. EN LA ESCUELA PRIMARIA 
LEONA VICÁRIO CON CLAVE: 20DPR2648L”, 


LOCALIDAD: SANTIAGO JAMILTEPEC MUNICÍPIO: SANTIAGO JAMILTEPEC ESTADO: OAXACA 


MONTO: $425,000.00 ( CUATROCIENTOS VEINTICINCO 

ANTICIPO: 0.00% 

MIL PESOS 00/100 M.N) INCLUYE EL IMPUESTO AL 

$0.0 (CERO PESOS 00/100 M. N.) I.VJV INCLUÍDO. 

VALOR AGREGADO 


PLAZO DE EJECUCIÓN: 
55 DiAS NATURALES 


29DE4iLlflÍK0 

19 ] 

È 

21 dií^^^RE DE 2019 



ic: -- 



■ FECHA DE CONTRATO; - 

27/JULIO/2019 


IlENCIA 


<p/d 


CONST 


Palacio Mujb 



ROLLO 



BEGIDURÍA 

K p/o. SaMtag 
lamiltepec, 
0 . 

X, 2019-20 



?Dttc, 


I )ICATURA 

II NICIPAL 
0. Santiggo 

Ê )( imiltepvc, 
-- \jamilti 

2019 •/I2021 




Ittoèè^ - Santiago Jamiltepec. Oa^âttflC(954) 58 2 85 45 58 2 82 : 
pÇ^^pjanniltepecmunicipio.gob.mx0jaBBiaefcNtoijppipipio.gob.mx 
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CONTRATO No. MSJ/FISM-DF/467/097/2019 


r Santiago 

JAMILTEPEC 


GOBIERNO MUNICIPAL 
2019-2021 

Contrato de Obra Pública No. MSJ/FISM-OF/467/097/2019 



S oí obra publica a precios unitários y tiempo determinado que celebran por una parte el Municipicíl 

Jamiltepec, Estado de Oaxaca, al que en este documento se lè denominará 

por los CC. CECILiA RiVAS MARQUEZ, iNG. AURELiO LÓPEZ SORiANO en 

SInChS MOrSIo Síndico Municipal, respectivamente; y por la ^tra parte el C. ILLAIRpcpinilRll 

SANCHE2 MORENO, en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO de la emoresa “PROYPCrnA yRE»»DURI# 
CONSTRUCCIONES SOGNI SA DE C.V., a quien en lo sucosS;” "nfo iTTsente “o s! &E HACIENC 

denominara “El Contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas- mplo* ^Ptlaç 

Jamiltepec, 

Declaraciones Dtto# ^ftimjftepi 

L- “El Município” declara: OcüU/íOlS • 2Ç 


a) 


Qu® ®s una entidad de caracter publico, con património propio, autónomo en su régimen interior y con libre'^*^ 

f\/'Hri'^Í?'°r de personalidad jurídica propia en los términos de la fracción II y^ 

V dei articulo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 113 de Ia2'^ 

eScIo de°Oaxaca'^^ ^ soberano de Oaxaca, artículo 2 de la Ley Orgânica Municipal dei 


b) 


S/N, cõlonia Centro domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en Palacio 


municipal 

c) Que la autondad que lo representa está facultada para contratar en los términos dei artículo 43 fraccionesVf^®* .f^dOogí 


d) 


r 1 . --- r—« Gfii iv/o Lcsiliiiilud uci dlUUUIU TldCCIOneS I I -7 — 

y V, articulo 68 fraccion I, y Articulo 71 fracción I de la Ley Orgânica Municipal para el Estado de Oaxaca 

■ uao. Jamiitepéi 


POR ADJUDICACION DIRECTA, a la empresa^ 


Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso , w 

^ CONSTRUCCIONES SOGNI S.A. DE C.V.” Representado por el C. ILLAIR SANCHEZ 
hf ® Adjudicación de fecha 26 de Julio dei 2019 y de conformidad con lo 


est^lecido en el artículo 25 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados dei Esiadõ 
d ejercicio 2019 establecidos por el Presupuesto de Egresos dei Estado para 


Que para cubrir las erogadones que se deriven dei presente contrato “El Município” cuenta con los 

®'^ General 33, correspondiente al Fondo III.- FONDO DE 

ÍERmíonS^p? MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), para el ejercicio 2019, según oficio de 
Aprobación y Autorización No. MSJ/467/FIII/013/2019 de fecha 20 de Julio de 2019. 


II.- “El Contratista” declara: 


a) 


b) 


Que tiene capaddad jurídica y técnica para contratar sus servidos, a través dei C. ILLAIR SANCHEZ 

documento Notarial Volumen Número 67 e Instrumento Número 4199 levantada 
ante el Notano Pub ico No. 105 en la Vilia de Zimatlan de Álvarez , Estado de Oaxaca, que el carácter cetib 
que se ostentaw^ha si^ revocado ni restringido de manera alguna y que su representada tiene bli" ^ 

®®T| ídentificándose con credencial de elector con fotografia con número d - ' 

0490104^0*9.-^^ i « '/ f 

Que es, 
es R. 



m 


P'®'^° ejercicio de sus derechos y que su registro federal de contri) 
lfCl0122OGR1 y Registro IMSS - D6860744103. 


IDEf^CIÂ 



RÍA 

^.WICIPAL 
Mpio. Sontíago 


construimos EL DESARROLU^ __ 

_Santiago Jamiltepec, Oaxaca C.P. 71700 Tel: (954) 58 2 85 45 - 58 2 

Dtio, ' jamiltepecmunicipio.gob.mx Jom/ltepec, 

2019 - 202j 















CONTRATO No. MSJ/nSM-DF/467/097/2019 


Santiago 

JAMILTEPEC 


GOBIERNO MUNICIPAL 
2019-2021 

Qu 6 ti 0 n© como ©ctividsd príncipol Is rsslizscíón de construcción de obres de urbenizeción. 


d) 


Que cuenta con la capacidad jurídica para contratar y contratarse, que reúne las condiciones técnic 
económicas y el personal capacitado necesario para la ejecución de la obra, objeto dei presente contrato 


e) 



Como empresário y patrón dei personal que ocupe con motivo de los trabajos matéria dei contrato, será el 

s disposiciones legales y demás ordenamientos OTEGIDUmA 


único responsable de las obligaciones derivadas de las 
matéria de trabajo y seguro social. 


DE HACIEND/ 

Mplo. Samíago 


Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados-^®^'^**??^ 
..i^i - --- _ . . _ jom/ttepec 

• Í02 


dei Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural y el contenido de 
anexos dei presente contrato, planos, especificaciones constructivas, catálogo de conceptos y progra 
calendarizado de ejecución de los trabajos. 


g) 


Que manifiesta bajo protesta de dedr verdad que no se encuentra en ninguno de los supuesto^ 
establecidos en el artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados dei Estado de Oaxaca.^ 


Que para los efectos dei presente contrato senala como su domicilio para oír y recibir toda clase de 
notificaciones. el ubicado en: CALLE MÁRTIRES DE TACUBAYA, NUMERO EXTERIOR: 505, NUMERO INTERIOR- B-1 
COL.CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA CP.68000 



III.* Ambas partes declaran: 


a) 


b) 


SINDICATUR^ 

municipal 

Mpio. Santiago 

Que gestionaran y obtendrán todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias que en derech^^o/^^pno/- 
correspondan a cada una de las partes, para la ejecución de la obra objeto de este contrato. Oaxl2019 ^on 


Que conocen el alcance y el contenido de la modalidad de contratación POR ADJUDICACION DIRECTA , 
que se establecen en el artículo 25, fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servidos relacionad' ' ’ ^ 
Estado de Oaxaca. 


wm 



C) 


Que reconocen mutua, plena y recíprocamente su personalidad jurídica y manifiestan su expresa 
conformidad dei contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de conformidad con las 
siguientes: 

CLAUSULAS 

Primera: Objeto dei contrato. 


“El Município” encomienda al contratista la realización de la obra: “CÓNSTRUCCIÓN DE UN AULA 
DIDACTICA TIPO REG. DE 6.0 X 8.0 MTRS. EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICÁRIO CON CLAVEi 
20DPR2648L”, ubicada en la localidad de SANTIAGO JAMILTEPEC, Municipio Santiago Jamiltepec la obié' 
consiste en; CIMENTACION. ESTRUCTURA, ALBANILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONEft 
ADHERipOS Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, este se obliga a ejecutar los trabajos hasta su tnfai 
i^^ibf^acatando para ello lo establecido |íbr l^^cdtwarsps ordenamientos, normas y anexos senalados ôn 
itraB así, como las disposiciones en matâí^-'^fí?M(fctrucción vigentes en el âmbito federal, estatal y 
il,.l9S proyectos, planos, especificacioneá projàraiíáá^Y presupuestos correspondientes y en general jei 
iteUécnico autorizado, que como anexoslormflri.pàr^éifitegrante de este contrato. 1 

' -W- " ' 



PRESIDÊNCIA 
MUNICIPAL 
Mplo. Santiago 
Jamiltepec, 
Dtto. Jamlltei 



^^Ph. SanUa 


NTOS 



lacio Municipal S/N Col. Centro, Santiaglo;^^ 


EL DESARROLLO 

íca C.P. 71700 Tel: (954) 58 2 85 45 - 58 2 82 30 


S/N Col. Centro, C.P. 71700 Tel: (954) 5i 

presidenciaQjamiltepecmunicipio.goofnw/ jamíltepecmunicípio.gob. 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
2019-2021 


Segunda; Monto dei contrato. 




FONDO 


fondo Dl ÃPORTACIONES PÃRÃ [Ã 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL (FISMDF) 2019. _ 


TOTAL 


SUBTOTAL 



IVA 


$366,379.31 $58,620.69 


TOTAL 


$425,000.1 


,i6IDURÍA 
Ihacíend 

, Santiagc 


$366.379.31 | $58.620.69' 


Jamiltepec, 

Dt:o. Jomiltepe 

U9-20: 


Tercera: Plazo de ejecución. 


$425.000.00 






I Município’' 

Cuarta; Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. 


^bo^ío^s^^lSSlinJ mSfri® ponera disposición de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de llevarse a 


Jamiltepec, 
Dtto. Jamllt^pet 
Oa» 


Quinta: Anticipos 






FONDO 

SUBTOTAL 

IVA 

TOTAL ^ 

FONDO DE APORTACIONES PARA \J^ 

g^ESlRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 
^g^CAtlONES TERRITORIALES DEL DISTRfTO j 
LfE@É^,<FiSMDF) 2019. ^ 

iiF /- 1 

$0.0 

$0.0 

\ 

1 

$0.0 

$0.0 1 

--- ^ 

_ ^0 -3^; 


PRESIDENCm 

municipal 

Mplo. Santiago 
Jamiltepec^ 
Dtto. jòmíltepec, 
Oax.2019-Í022 


iS». 

^^Ph. Santía^ 

** - DESÀRROLLO 

Palacio Municipal S/N Col. Centro, Santiago Jamiltepec^Báxaca C.P. 71700 Tel: (954) 58 2 85 45 

presidencia@jamiltepecmunicipio.gob.mx/jamiltepecmunicipio.gob.mx 


ÍUNTOS CONJ 


58 2 82 30 
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Santiago 

JAMILTEPEC 


GOBIERNO MUNICIPAL 
2019-2021 


Los importes de los anticipos serán puestos a disposición de “El Contratista” con antelación a la feci 
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega dei anticipo será motivo para diferir en igual pia: 
el programa de ejecución pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia de los anticipos dentro d' 
plazo senalado, no procederá el diferimiento y por lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha establecidà’ 



originalmente. , . 

REGIOURIA 

El anticipo deberá ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones proporcionales c0t RACltNO 
cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos efectivamente ejecutados se formulen (hasta un 30%|y|pío. 
sobre el monto total de las mismas, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final, para Jamiltep^c, 
tales efectos “El Município” en su caso, efectuara la deducción respectiva al formularse la última estimación ddtto. 

n/iií.r3019 • 20 


referencia. 


Si “El Contratista” no amortizo el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables o si 1^^ 
destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Município”, gastos financieros conforme al procedimiento^ 
establecido en el Código Fiscal dei Estado, como si se tratara dei supuesto de prórroga de créditos fiscales y sg-^^ 
computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente la 
cantidades a disposición de “El Município”. 


Sexta: Forma de pago 



SINDICATUR 


Las partes convienen que los trabajos objeto dei presente contrato, se paguen mediante la formulación 


estimaciones de trabajos ejecutados, que deberán cubrir por unidad de obra terminada, previa verificación de 
obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas ejecutado conforme 
expediente técnico autorizado en un periodo no mayor de treinta dias, las que serán presentadas por 20í9 • £02 
Contratista” a “El Município” acompanadas de la documentación que acredite la procedência de su pago,' " ^ 
dentro de los cuatro dias hábiles siguientes a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley 
de Obras Públicas y Servidos Relacionados dei Estado de Oaxaca 


Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes senalado, se incorporaran a las siguientes 
estimaciones para que “El Município” inicie su trâmite de pago. 


En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas en un plazo di 
tres dias naturales, estas se resolverán e incorporaran en la siguiente estimadón. 


“El Município” cubrirá a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor c|ô 
veinte dias hábiles contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El Município” según 
articulo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados dei Estado de Oaxaca. 


“El Contratista” conviene y acepta que “El Município” con cargo a cada una de las estimaciones al realizar 
pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones: 

jciórt proporcional dei anticipo (hasta un 30%). ^ 

irá el 5 al miliar (0.5%) al importe de la estimación sin I.V.A. Por cqnçSl^ãÇcte^poNl^ióp 
iago de vigilância, inspección y control de los trabajos ejecutadc^ lqi%lTOntratâtas 
rte a lo establecido por el articulo 51 fracción XVIII en relación con el Simcuio zjs^la Ley de 


■'-Oíwáís Públicas y Servicios Relacionados dei Estado de Oaxaca. Dicha ded^pciqn.te séf^retenida 
SRU^ffJí^te por “El Município”, mediante la aplicación de los mecanismos d%íag^;ejstablecidos 



lí/(úm|if^f]l^jgestión de los recursos, mismos que serán captados y enteradoS a- tás instancias 

^o.PSeriÇsigl^ientes. '^^SORBRIa 

S/N Col. Centro, Santiago Jamiltepec, Oaxaca C.P. 71700 Tel: (954) 58 
presidencía@jamiltepecmunicipio.gob.mx / jamiltepecmunicipio.got^^A^* JoiDlItcp', 

Oox, - 
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Santiago 
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Ic ^ en exceso, El Contratista” deberá reintegrar las cantidades recibidas en exceso má®' 

tos intereses correspondientes. conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal dei Estado d*^ 

supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales y se computaran por día^' 
dei municipto ^ ^ pongan efectivamente las cantidades a disposición 

' begiouría 

Séptima: Garantias Qg HACIENO/ 

„ Mpfo. Súntíago 

® constituir en forma, términos y procedimientos previstos en el artículo 37 de la 
de Obras Publicas y Servicios Relacionados dei Estado de Oaxaca las siguientes garantias 

0axri019~'>Q2.i 


Del fallo y será por el 100% dei monto de los anticipos. 



siguientes^ to fóSha d?° contratos, esta garantia deberá constituirse dentro de tos quince dias naturales^ 

Notificación dei falto y será por el 10% dei monto total de to obra. 

namr Hp'^ia ferha ®* Pionto total de to obra por un periodo de doce meses contados aMUN^CIPAL 

jomtitcpe^ 

la Mirecta inversión dei anticipo “El Contratista” se obliga a presentar fianza por el 100% dfl««t 
monto total recibido, otorgada por institución de fianzas debidamente autorizada, a favor de to tesorería 
la obra^^ ^ Ayuntamiento de: Santiago Jamiltepec misma que será presentada con antelación al inicio de 


Para garantoar el cumplimiento dei contrato “El Contratista” se obliga a presentar fianza por el 10 % dei 
monto total de to obra contratada en tos términos dei párrafo anterior. 


Asi rnismo El Contratista” previamente a to recepción de tos trabajos por parte de “El MuniclDlo’ 
garantizara la obra por un penodo de doce meses y por el 10% dei monto total de to obra en tos términos d 
articu 0 37 de to Ley de Obras Publicas y Servidos Relacionados dei Estado de Oaxaca, para responder a los 
defectos que resulten de su realización por vidos ocultos y de cualquier otra responsabilidad en to que hubi^ 
incumdo en su ejecucion y hasta que “El Contratista ” haya cumplido con todas tos obligaciones que sé 
denven de este contrato, dicha garantia deberá ser por el 10% dei monto total de to obra. 


Octava: Ajuste de costos 


Cuarido a pa rtir de to presentación de tos propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas 
en el contrato^i^^etemQinen un aumento o reducción en tos costos de^ tos aun\no eieoittadcffi 

confome pl^^S^ pitado, dichos costos, cuando procedan, deberán atendie^ él 

procedin^nto perjfcift de^éostos acordado por tos partes en el contrato, de a^pdfcj Id^stablecido en ei 

idScdóSS^^&^fc'? Publicas y Servidos Relacionados dei E^^,^^^xaCa, el aumento o 
reduccionxipíréspprõfl^tefe deberá constar por escrito . ^ . 


siguiente Procebimient^^^pgp|^ 


'IPAL i 



muNt 
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1. Los precios originales dei contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabaj 
contratados, el ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentaj 
de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio dei contrato 





Para tales efectos la revisión será efectuada por “El Município” a solicitud escrita de “Ei Contratista” la que 
deberá acompanarse de la documentación comprobatoria necesaria. P£Q|DURÍA 

En caso de existir conceptos no considerados dentro dei catálogo respectivo, se consideraran como 

extraordinários y deberán ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista” y “Ei Municipio” para ^ lamíltepec, 

pago de los mismos. Jofüíttep^, 

OíHL 2019 • 

Novena: Modificación dei contrato 


Durante la vigência dei presente contrato éste se podrá modificar mediante ia suscripción de convénios siempre^^ 
y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen ei 25% dei monto o dei plazo pactado. 
impliquen variaciones sustanciales dei proyecto originalmente autorizado. ’ 3^ ^ 




La modificación de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Município” y deberá efectuarse po? 
razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se dará conocimiento al Órgano de Control 
Interno y a la Secretaria de la Contraloría y Transparência Gubernamental, dentro de los diez dias hábiles 39I|^DICATURi 

MUNICIPAL 

Décima: Representantes de las partes Mpio. Santiago 

jamiftepec, 

‘El Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, eroS^'2Q19 • Jío ' 
sitio de realización de los mismos, a un profesional o técnico, el cual deberá tener poder amplio para tomar 
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Município” se reserva el derecho de su 
aceptadón, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 


“El Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servidos 
Relacionados dei Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar todos los asuntos 
relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residência general de supervisión, que tendrá entre otras, 1^ 
facultades y obligaciones que senala el precepto indicado, y de manera enundativa y no limitativa las siguientes: 


Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto dei contrato y dar a “Ei Contratista” por escrito, Ig' 
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecudón en la forma convenida y con las modificadones 
que en este caso ordene. ” 


Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio”, contrate a un tercero para realizar trabajos de 
supervisión, vigilância, control y revisión, “El Contratista”, otorgará a ésta las &fii|üades, documentos y datos 
necesarios, sin ^gprgo será responsable de cualquier autorización y aprobaci ^ J^B Eteuntòs relacionados con 
los trabajos matwjfefâf^esente contrato, la residenda de obra. 

Las partes ctf^e.rtph®»la bitácora de obra formara parte de este contrato í 

Imerír^^onsabilidades dei Contratista. ^^SORFRIA 

MUNICIP 

\ Mpio. San 

jotS^ÃtOS construimos el 

Centro, Santiago Jamiltepec, Oaxaca C.P. 71^&*T^^^45 45 - 58 2 82 30 

Oaru 2019 ciaQjamiltepecmunicipio.gob.mx / jamiltepecmunicipio.gob.mx 


Décima 
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“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de la ot» 
motivo dei contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de insumos que intervienen eijt 
propuesta de este contrato y a que la realización de todas y cada una de las partes de dichos trabajos se efectúeftl 
satisfacción de El Município”, así como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de%K 
misrna y de los danos y perjuicios que por inobservância o negligencia de su parte ^e lleguen a causar a “a • 

Município” 0 a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantia senalada en el inciso III).-, de la cláusula;nniiRlA 
Septima de este contrato. TvtblUUniH 

OE HACII^DA 

Es facultad de “El Município”, realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución¥^^«;Sí!í®° 
los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisición o de fabricadón. 

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el único responsable de la ejecución de los trabajos, debe^í 
sujetarse a todos los reglamentos y ordenes de las autoridades competentes en matéria de construcdón, 
seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el âmbito federal, estatal/ 
municipal, así como a las instrucciones que al efecto le senale el gobiemo. Las responsabilidades y los danos 
perjuicios que resultaren por su inobservanda serán a cargo de “El Contratista”. 



Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podrán cederse en forma parcial o total a favor de —w 
cualquier otra persona, con excepdón de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutadososiu n I r A T11R £ 
cuyo caso deberá de contar con el consentí miento de “El Município”. jJjl q I 

Décima segunda: Cláusula Penal ^JamUtepec^^ 

A fin de verificar si “El Contratista” está ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo conpgjL ^ 

programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara periódicamente el importe de los 
trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho programa, en la inteliqencia de oue 


efectuar la comparación se procederá a la evaluación de los dafios causados y deducirá el costo dei pago qu 
corresponda. 


Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de los trabajos nealment 
ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Município” retendrá en total el 2% de 
diferencia de dichos importes multiplicada por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para 
inicio de las actividades o trabajos que se encuentren atrasados, hasta la de la revisión, por lo tanto, mensualmen 
se hará la retención o devolución que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. 


Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas serialadas, también como pena convencional debe|Í 
cubnr a “El Municipio” la cantidad de 0.002% (dos al miliar) sobre el monto total dei contrato, por cada día natu^ 
de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfacción de “El Municipio”. ^ 


Independientemente dei pago de las penas convencionales serialadas en los párrafos^teriores, “El Munjpipio” 
podrá exigir el pago de danos y perjuicios ocasionados al erário público, en cantidad ^uidéf^âitó aden^ de 
poder exigir elcumplimiento dei contrato orescindirio. i 

Además ^'^^(fitestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y ^^Ci,ós,*^liê6 sea al “El 
Munlciplí?Md;tí^(^^ (grupo de trabajadores), “El Contratista” estará obligado a realizàtíè§^í^’nos de ley. | 


Décima tótórafSiMlífhsión Temporal TF^Jnoco 

. MÜNlCi ° 

“El Municiimj^^^i^i^rá suspender temporalmente en todo o en oarte los trabaios'-"— 
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Para tales efectos “El Município” emitirá un oficio, 
que se expresen los motivos y justificaciones 
reanudación de los trabajos. 


;io, que deberá ser signado de recibido por “El Contratista”, 
de la suspensión temporal, así como la fecha prevista 


El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido 
causas que motivaron la suspensión temporal. 


Décima cuarta: Rescisión Administrativa de Contrato. 


regidurU 

OE HACIENOA 
Mplo. SdtUiaQO 


“El Município” podrá rescindir administrativamente el presente contrato de obra pública por contravenir ío$amiltepec# 
términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacbnados dei Estado de Oaxacmtto. 

n««_5O19-20í 


Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general o po 
mutuo consentimiento 



En reladón con lo anterior, “El Município” determinará la rescisión administrativa, cuando “El Contratista” 
inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa >. 
ejecudón por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcdón y no repare o reponga alguna parte de 'i« 
obra rechazada, que no cumpla con las especificadones de construcdón o normas de calidad, si no cubi^ 
oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestadones de carácter laborai (IMSS, INFONAVIT, " 

SAR, etc.) y sin que ello, a juicio de “El Município” crea o pueda crear dificultadas durante o después dSIÁlOICATUR^ 
ejecudón de los trabajos en perjuido de “El Município”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeMUNICIPAL 
de este contrato o los derechos derivados dei mismo, así como cualquier otra causa que implique contravenciónMp<o. Santiago 
los términos dei presente instrumento. Jamiitepec, 

Dtto, 

Cuando “El Município” determine resdndir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesicâS 
de dedaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el párrafo siguiente. 


El Município ’ comunicará a “El Contratista” la resdsión dei contrato en fóima fehaciente por escrito de acuetau 
al artículo 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servidos Reladonados dei Estado de Oaxaca a fin de que éste, 
dentro dei término de 15 (quince) dias hábiles, contados a partir de la fecha en que redba la notificadón de lá 
rescisión, exponga b que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. 



Transcurrido el término referido, “El Município”, considerando los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer 
“El Contratista”, resolverá y notificará lo procedente dentro de los 15 (quince).dias hábiles siguientes a que se 
produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Município” impondrá el pago de las penas convenidas. 


Una vez que se comunique a “El Contratista” el inido dei procedimiento de resdsión dei contrato, por parte de “El 
Município”, éste procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo 
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecenda de “El Contratista”, acia 
circunstandada y notariada dei estado en que se encuentre la obra, así como establecer un plazo de diez dias' 
naturales para del^ticipo aún no amortizado, asentándose asimismattSHí^usas que motivaron lá 

Ifá ante la presenda de fedatario público. ' 


rescisión. Dicha a 


"El Contratista” 





j^^^sãül^lcipio” le 


a devolver a “El Município”, en un plazo de 10 
procedimiento de rescisión, toda la documentadón 
__ íe bs trabajos. ^ 

iClP.A^ \ * 

CONSTRUIMOS EL 

Santiago Jamiitepec, Oaxaca C.P. 7170(P<6lt(^/)jI^iÍ85 45 
rrs* d«i2«9]amiltepecmunicipio.gob.mx / jamiltepecrriQqtipJ^^.i^^^ 


irales, contaè 



58 2 82 3Q 


OdX* 
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En los casos d© resdsión previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cláusula relativa a sanciones 
incumplimiento dei programa, “El Município” y “El Contratista” convienen en que aquéila procederá a hac 
efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabafe 
ejecutados aún no liquidados desde el inicio de dicha rescisión, hasta que se otorgue el finiquito correspondientej^í 
que deberá efectuarse dentro de bs 40 (cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de notificación de 
rescistón. En dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados, asi como lo relativo a 
la recuperación de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “El Contratista”. ocP 

“El Contratista” comunicara a “El Município” la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados para. 
que dentro dei plazo de veinte dias verifique la correcta terminación de los mismos conforme a las condicione&Ty* 2019 • 
establecidas en el contrato, al finalizar la verificación de los trabajos “El Município” contará con un plazo dP^^* ^ 

diez dias naturales para proceder a su recepción fisica, mediante el levantamiento dei acta de entrega - 
recepción correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad. 


Décima quinta: Recepción de obra 


La entrega recepción de^ la obra no exime al contratista de ia responsabilidad por defectos o vicios ocultos que^^ 
tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento de celebrarse la entrega 
deberá exhibir fianza que garantice los vicios ocultos de la obra, la cual tendrá una vigência de doce meses. 



Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro dei término estipulado en el contrato, el , r- 
finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor o en contra que resulten para cada UR&inir*'^ 
de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante ” ^ D I C A T U R / 

municipal 

Determinado el saldo total, “El Município” pondrá a disposición de “El Contratista” el pago correspondientiff 
mediante su ofrecimiento a la consignación respectiva, o bien solicitara el reintegro de los importes resultantesilP^^^P^^ 
debiendo, en forma simultânea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derecho^^* 
obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. 


Décima sexta: Discrepâncias 


En el supuesto de que durante la ejecudón dei presente contrato llegaren a surgir discrepâncias de carácter técnico 
y administrativo, sobre bs aspectos que más adelante se senalan de manera específica y limitativa, las partes 
convienen en que bs representantes designados por cada una de ellas en la cláusula décima se notifiquen por 
escrito la discrepância, indicando de manera exprasa en qué consiste, para , que inicie un procedimiento de 
aclaraciones al día siguiente de recibida la notificacbn y en un término no mayor a 10 (diez) dias hábiles se procure 
llegar de común acuerdo a la mejor solución para las partes. 


En el supuesto de qi 
ponga fin a la discrei 



La resolucbn a la que lleguen las partes, deberá constar por escrito, para lo cual se levantará la minute 
correspondiente, que sep^^scrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicht 
acuerdo. J 

establecido, bs represen^tó.íl^fflÈtoartes no lleguen a ningún acuerdo qu( 
na salvo sus derechos pajír|ra(tef1ç#y^r ante las autoridades competentes. 

presidência ^ 

íNICIPAL I i 

./o. Santiago ' 

. DuM^J^,CONSTRUIM(^^-1^Í^ 

Muni<fííítf6/WèSr Centro, Santiago Jamiltepe<C)(®3jt^|i^)â^7^ Tel; (954) 58 2 85 45 - 58 2 82 30 
presidencia@jamiltepecmunicipio.gdEit^^pf 5 Í^eiteAunicipio.gob.mx 


Décima 
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una sujetarse estnctamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 

aatflhínin ° a 'os términos, lineamientos. procedimientos y requisitos^ue 

establecen la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados dei Estado de Oaxaca y demS norr^as v 
disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables. ^ 


En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, 
de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. 


serán aplicables supletoriamente, el Código Civil y el Código 


Décima octava: Jurisdicción y tribunales competentes. 

P^evisto en el presente contrato, lo resolverán de común acuerdo y 
conforme a los intereses que cada uno representa y en caso de controvérsia en su interprSión v 
umplimiento, las partes se someten a la Jurisdicción y competência de los tribunales dei fuero común con 

nurtfpra^ín™ Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por lo tanto, “El Contratista” renuncia al fuerô que 

pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 



PBESIDENCIA 


SINDICATURA 

MUNICIPAL 

Mpio. Santíoao 


M pio. Sahtíaco 


£Cf C. Cecilia Rl^a^JHlárquez 

tei^ESIDENT'^UNICIPAL 


.ópez Soriano 


MUNICIPAL 


«PIPOS. 


-muc; 

iXCItr 


PROYEi 


:ONSTRUCCIOI^S SOGNI S.A DE C.V. 


REGIDU 

DE HAÕÍ 
Mpio. 5ad 


lORA DE HACIENDA 


t&Orero 


\ 


82 30 


JUNTOS CONSTRUIMOS EL DESARROLLO 

Palacio Municipal S/N Col. Centro, Santiago Jamiltepec, Oaxaca C.P. 71700 Tel: (954) 58 2 85 45 - 58 2 
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